राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या उर्वरीत 
बांधकामासाठी सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मराग्रं २०२०/प्र.क्र.४९/२०२०/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, H Vos आय बी १०९४/ 

(३५५४/साशि-५ दि.०१.१२.१९९५. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.खाक्षेस-२००८/प्र.क्र.२१/रस्ते-८, 
दि.१९.०९.२०१९. 

३) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.३४/रामग्रंमु/कलीना इमारत /२०२१-२२/९१४५-४९, दि.१४.१२.२०२१. 

४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०६.०५.२०२२ रोजी पार पडलेल्या 
उच्चाधिकार समितीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 
शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, दि.२०.०९.१९९३ अन्वये 

कलिना कॅम्पस, कोले कल्याण येथील मुंबई विद्यापीठाची ४ एकर जमिन (१६१८८ चौ.मी.) राज्य 
मध्यवर्ती ग्रंथालयासाठी संपादन करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन 
निर्णय, दि. ०१.१२.१९९५ अन्वये सदर कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. दरम्यान मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत सोयी सुविधा समितीच्या दि.१९.०२.२००९ च्या बैठकीत 
सदर इमारतीचे बांधकाम 801 तत्वावर करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार भुखंडाचे 
एकूण क्षेत्रफळ १६१८८ चौ. मी. पैकी ९१८८ चौ.मी. क्षेत्रफळावर सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधा 
असलेली तळ मजला -- ६ मजल्यांची इमारत बांधण्याचा व त्या मोबदल्यात विकासकास ७००० 
चौ.मी. क्षेत्रफळाची जागा भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या पायाभूत 
सोयी सुविधा समितीच्या दि.०३.०९.२०१९ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाचा शासन निर्णय दि.१९.०९.२०१९ निर्गमित करण्यात आला. त्यानुसार विकासकास देण्यात 
आलेल्या शासकीय भूखंडाचे हस्तांतरण रद्द करुन राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय इमारतीचे उर्वरीत 
बांधकाम विकासकामार्फ़त न करता झासनामार्फ़त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून निधी अर्थसंकल्पित करुन तो निधी सार्वजनिक बांधकाम 
विभागास उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

त्यानुसार राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय इमारतीचे उर्वरीत बांधकामासाठी मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक (Recapitulation 
Sheet) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळल उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दि.०६.०५.२०२२ 
रोजीच्या बैठकीत सादर केळे असता समितीने रु. ७१,६९,६८,५४३/- इतक्या किंमतीस सहमती 
दर्शविळी आहे. त्यानुषंगाने राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या उर्वरीत बांधकामासाठी 
रु. ७१,६९,६८,५४३/- इतक्या रकमेच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास (Recapitulation Sheet) सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
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शासन निर्णय : 

विद्यापीठ क्षेत्र, कलिना, सांताक्रुझ, मुंबई येथील भूखंड क्र. सी.टी.एस. ४०९४/१ येथील 
राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या उर्वरीत बांधकामासाठी रु. ७१,६९,६८,५४३ इतक्या किंमतीच्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास सोबतच्या प्रपत्र “अ” नुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
२. राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे उर्वरित बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खालील 
अटींच्या अधीन पूर्ण करावे :- 

(१ प्रत्यक्ष काम करताना प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याबाबत 
दक्षता घेण्यात यावी. 

(२ प्रस्तावातील eda संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन 
BAIT, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
सूचना विचारात घ्याव्यात. 

(३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी शासन निर्णय,पर्यावरण विभाग,क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

(४ स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

(५) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

(६ प्रस्तावित कामाकरिता पुन्हा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता ळागणार 
नाही, यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


३. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, लेखाशिर्ष ४२०२, शिक्षण, क्रीडा, कळला व 
संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये (००)(०१) मोठी बांधकामे ( कार्यक्रम ) 
(४२०२ ०४८२) ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दि. २०.०९.२०१९(परिशिष्ट-अ) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग- 
पहिळा, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१,महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्र. 
१३४ (9) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
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ष्‌. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०९१५१२१२०३०९०८ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ANIL VITHALRAO “=: 
SAWARE 


६075704305 
E 


(अनिल वि. सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत- प्रपत्र -अ 


प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१०. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
११.महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
१२.ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३.ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
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शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, दि.१५.०९.२०२२ सहपत्र 


प्रपत्र-अ 


Name of the Work : Construction of Balance work of state Central Library Building on Plot 


Bearing CTS No 4094/1 Kalina University campus santacruz (e ) Mumbai 


RECAPITULATION SHEET 
Unit Rate 
: Norms Cost 
No Particulars of Scope Rs. Total 
PerSq.m/Lump- Component 
sum/ meter etc | wise 
A) Essential Items (components) 
a) Building proper ( Built Up Area-Sq.m) Two 
1 | Basement (Lower and Upper) area = 7864.67 
Sqm. 
Ground Floor Area = 2388.48 Sq.m 
First Floor Area = 2201.77 Sq.m 
Second Floor Area= 1452.86 Sq.m 
Third Floor Area= 2195.43 Sq.m 
Fourth Floor Area = 2201.77 Sq.m 
Fifth Floor Area = 2501.26 Sq.M 
Sixth Floor Area = 1196.55 Sq.m 
Total Builtup Area = 22002 Sq.m 8852.67 Per sq.m 194776569 
Total B.U.A= य 194776569 
७) Furniture ( Based on Dentailed Estimate) 6791.29 per sq.m 92727729 
c) Acoustic (Based on DetailEstimnate) at. PS 16795570 
d) Rain Water Harvesting As per Estimate 208695 
Sub Total (b+c+d) 109731994 
2 | Water Supply & Sanitary Works per No 13035121 
Sub Total(2) 13035121 
3 | internal Electrification & Lift As per Estimate 192203474 
Sub Total(3) 192203474 
Sub Total (A) 509747158.1 
lB | Miscellaneous Items 


(a) Compound wall (per RMT) 


36382.52 Per 
RMT 


8659042 


(b) internal Roads 


4510.78. per Sqm 


4197287 
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(e) Gate 860578 Per no 1721156 
(f) Landscapping and irrigation 3365.47 per Sqm 5327104 
13824.45 per 
(g) SWD रणीं 3535467 
Sub total (8) 23440056 
Sub Total (A) = (1) +(2)+ (3) +(B) 533187214.1 
Optional items 
(1) Water main Storage and Pump House Bore Nos 356761 
(2) PWD Site Office Lump sum 1000000 
(3) External Toilets Lump sum 500000 
(4) CCTV as per estimate 47641194 
(5) fees for permission & Approvals etc Lump sum 1000000 
Sub Total ( C) 50497955 
Project Cost (P) = (A)+(B)+(C ) 583685169.1 
/Prvisions | 
(a) contingencies 4% on (a) 7791062.76 
(b) Labour insurance 0.5% of (P) 2918425.85 
(८) Add 12% GST of (P) 70042220.29 
(d) Price Escalation 5% of (P) 29184258.45 


(e) PMC 4% on (A+B) 


23347406.76 


Sub Total (D) 


133283374.1 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) = A+B+C+D 


716968543.1 


Say Rs. 


71.69 Cr. 


PLINTH AREA RATES FOR 


(i) Bldg Proper Cost = 8852.67 Sq.m 


(ii) Electrical Work = 5810.40 Sq.m 


(iii) For (i) + (ii) = 14663.07 Sq,m 


Total Project Cost (Rate Per Sq.m) = 
744132883/22002 


33821.14 Per 


Sq.m 
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